ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. : ಈಂ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : :ಶ್ರೀ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್‌ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ 
ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
ಉತ್ತರಿಸುವಪ-ದಿನಾಂಕ : 2೦.೦೭.2೦18 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚವರು 2 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚವರು 
3 ಪತೆಗಳು " [ ಉತರಗಳಿ 
೫ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು y ಉತ್ತರಗಳು 
ERECT ಸಾಲಿನಂದ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ "ಹೆದ್ದಾರಿ "ಪರವ ಸಂಬಾರ ಕಡ 
ಇದುವರೆವಿಗೂ ತಿಪಟೂರು ದರೆಗೂ ತಿಪಟೂರು . ಸಗರದಲ್ಲಿ.. ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ | 1, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 
ಬಿಡೆಗೆಡೆಯಾದ 'ಅನುರಾನವೆಪ್ರ; 206 ರ ಟಿ-ಹೆಬ್‌ ಸೆಕ್ಸನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಕಮೀ. 75.00 ರಿಂದ 8100 
(ವರ್ಷಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ | ರವರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್‌. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ನೀಡುವುದು) 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ- ರೂ.916.10 ಲಕ್ಷಗಳು 


2. ಕರ್ನಾಟಕ: ರಾಜ್ಯದ ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ — 
206ರ ಟಿ-ಹೆಚ್‌ ಸೆಕ್ಸನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.75. 400 ರಿಂದ 7೨. ಫಂ 
ರವರೆಗೆ ಪಿ:ಎಸ್‌. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅನುದಾನ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳು 2011-12 


3: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತಿಪಟೂರು. ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 
206 ರ ಟಿ- ಹೆಚ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್‌ ಸಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ. 75. 00 ರಿಂದ $1.00 
ರವರೆಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆಯ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ. ಹಾಗೂ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. k 


ಅನುದಾನ ರೂ.100. 00 ಲಕ್ಷಗಳು 2013-14 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಾಜ್ಯದ ತಿಪಟೂರು" ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ 
— 206 ರ. ಟಿ-ಹೆಜ್‌ ಸೆಕ್ಷಪ್‌ ನಲ್ರೆ"$: 


40 ರವರೆಗಿನ. ಸ್ಟೆಯ, ನಿಯತಕಾಲಿಕ. 
ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗರಿ" ಫ್‌ § p 


'ಅನುದಾನ ರೂ.2000.00 ಲಕ್ಷಗಳು A 


`ಆ [ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನಾದಾನದಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ" ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ 

ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ | ಈವರೆಗೂ ತಿಪಟೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಆ 
ಪಾಲು ಎಷ್ಟು ; (ವರ್ಷಾವಾರು | ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ನೀಡಿರುವ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: 


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ 

1ಅನುದಾನ :; Rs.916.10 Lakhs - 2010-11 
2.ಅನುದಾನ : Rs.1279, 00 Lakhs - 2010-11 
3 ಅನುದಾಸ : Rs.1562.49 Lakhs - 2016-17 
«ಅನುದಾನ ; Rs,2000 Lakhs - 2016-17 


ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ. ಅನುದಾನ 
1 ಅನುದಾನ : Rs.500. Lakhs - 2011-12 

k 2.ಅನುದಾನ :Rs.100. Lakhs - 2013-14 
ಇ 1ಬಿಡುಗೆಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ 1ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ""ಹೆದ್ಮಾರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2008 ರಂದ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಈವರೆಗೂ ತಿಪಟೂರು. ಸಗರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಿಗಳನ್ನು 
ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ,.: ಅಂದಾಜು ಅನುಟಿನದ ಲ್ಲಿ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ K 
ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


ನೀಡುವುದು) 
ಈ] ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಸ `ಹದ್ಗಾನ ವರಹ ಸವಾರ 20ರ ತವಗ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು . ನಿರ್ವಹಿಸಿದ: | ತಿಪಟೂರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಗುತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ | ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೇಮಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕೆಂಡಂತಿವೆ. 
3 
ನೀಡುವುದು? - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 


206 ರ ಟಿ-ಹೆಚ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 75.00 ರಿಂದ $1.06 
ರವರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್‌. ನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ಜಾಬ್‌ ಸಂ: 206ಕೆಎನ್‌ಟಿ:2010-11:641 

, ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.916.10 ಲಕ್ಷಗಳು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ.01:2011- 2 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು: ಶ್ರೀ ರಾಯೀಗೌಡ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ' 
— * R A _ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಹನ್ಮರಾಯಪಟ್ಟಣ. 


ಡ್ದಾರಿ 
300 | 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳು 2011-12 

ಕಾಮಗಾರಿ ಅದೇಶ ಸೆಂ. 16: 2011-12. 

ಗುತ್ತಿಗೆಡಾರರು: "ಶ್ರೀ: ರಾಯೀಗೌಡೆ ಪ್ರಥಮ. ದರ್ಜೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ. 


ಅಭಿವೃ! ದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅಂದಾಜು; ಮೊತ್ತ ರೂ.100. 00 ಲಕ್ಷಗಳು 2013-14 
ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇ: ಈ ಸಂ.09: 013- 14 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1279, 00 ಲಕ್ಷಗಳು 2010-11 
ಕಾಮಗಾರಿ .ಆದೇಶ ಸಂ.11:2010-11 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು: 


5. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್‌ ಲಿಮಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀ 
ಹೆದ್ದಾರಿ -206 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.75.340 ರಿಂದ 81.00 ರವರೆಗೆ" 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಜಾಬ್‌ ಸಂ:206:ಕೆಎನ್‌ಟಿ:2010-11;833 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1562.49 ಲಕ್ಷಗಳು 2016-17 
ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ.07:2017-18 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು: ಶ್ರೀ ಉದಯಶಿವಕುಮಾರ್‌, 

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು,ದಾವಣಗೆರೆ. 
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6. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -206ರ ಟಿ-ಹೆಚ್‌ 
K) + 

ಸೆಕ್ಷನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ. 22-75, 340 ರವರೆಗಿನ ರಸ್ಟೆಯ 

ನಿಯತಕಾಲಿಕ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಜಾಬ್‌ ಸಂ:206:8ೆಎನ್‌ಟಿ:2016-17 \ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.2000.00 ಲಕ್ಷಗಳು 2016-17. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ.07:2017-18 , 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು: ಶ್ರೀ ಉದಯಶಿವಕುಮಾರ್‌, 


ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 'ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು,ದಾವಣಗಿರೆ. Ks 


ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ-4 ಸಿಎನ್‌ಹೆಚ್‌ 2018... 


ES 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ. 
.. ಲೋಕೋಷಯೋಗಿ" ಸಚಿವರು... 


